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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 741 

20 Οκτωβρίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5711/3235 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΕΟ 2006)». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 
4, παρ. 2α και 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
200.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 112.747,40 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 
31.569,27 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ) 21.647,50 € 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α 165.964,17 € 

Αναθεώρηση 2.103,05 € 

Φάρος Προστιθέμενης Αξίας 31.932,77 € 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Ν. Μεσσηνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευ¬ 
ση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν.3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3° όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομη¬ 
νία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 7.11.2006, ημέρα Τρ’ιτη και 


ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δυο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 40.000 € από πιστώ¬ 
σεις ΤΕΟ 2008 σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 2942/3.4.2006 
και 4235/22.5.2006 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονο¬ 
μικών της ΝΑΜ. η υπολοιπόμενη πίστωση θα διατεθεί 
από πιστώσεις ΤΕΟ 2007 και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του 
ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 







12136 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

ΑΙ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με Α2 
ή 1 η τάξη πτυχίο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 2 η τάξη πτυχίο 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφ’ όσον είναι εντός Νομού και 
σε δεύτερη επιλογή. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατήγορια αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο. από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της ΕΈ. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 3320,00 
ευρώ (2% του προϋπολογισμού), χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 


νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δε θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10.0 χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζε¬ 
ται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) 
ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4 ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5. 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την ΔΤ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός 
Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100. Πληροφορίες: Σκρομπόλα - Ξυνού, 
τηλ,: 27210 - 44335, ίαχ. 27210 - 95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την ΔΤ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 2.11.2006, ημέρα Πέμπτη. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπά¬ 
νη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) 
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης 
της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ.λπ. στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210 - 44335, 
44336 (Ραχ; 27210 - 95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - Μ,Μ.Ε. υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 18 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Αριθμ. Φ.476/2249/108117/ΣΤ3 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠΕΠΘ) προκηρύσσει την με Ανοικτό Επαναληπτικό 
Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
155 ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τ.Ε.Ε - Σ.Ε.Κ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.215.000,00 
ευρώ (δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες 
ευρώ) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί (σύμ¬ 
φωνα με το ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, 
και το ν.3263/2004) και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΙΕΦΕΣ του 
ΥΠΕΠΘ, οδός Ερμού αρ. 15, 3 ος όροφος, στις 28 Νοεμβρί¬ 
ου, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβληθούν 
στην Ελληνική γλώσσα και η γλώσσα διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κριτήριο ανάθεσης είναι 
η χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της 
υπηρεσίας, με σύστημα δημοπράτησης με συμπλήρωση 
τιμολογίου του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση δ 
του ν.1418/1984 και του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985. 

Το έργο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογι- 
κές διαρρυθμίσεις υφισταμένων σχολικών εργαστηρίων, 
προκειμένου να δεχθούν εκπαιδευτικό εξοπλισμό, σε 51 
Δήμους ή πόλεις των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργο¬ 
λίδας, Αρκαδίας, Αρτας, Βοιωτίας, Ζακύνθου, Ηλείας, 
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κερκύρας, Κεφαλ¬ 
ληνίας, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας. Μαγνη¬ 
σίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και 
Φωκίδας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Ελληνικές και Αλλοδαπές (σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία) εργοληπτικές επιχειρήσεις ως 
ακολούθως: 

1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έργα: ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ τάξης: 2 ™ ή 3^ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
τάξης 2ή 3 ης ή κοινοπραξίες αυτών. 

2. Κοινοπραξίες ως άνω που τα μέλη των Οικοδομικών 
πτυχίων είναι κοινοπραξίες 1 Γς τάξης (αναβαθμισμένες 
κοινοπραξίες) που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 16 παρ. 42 του ν.1418/1984 

3. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα 
ανάλογα πτυχία. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
36.330,00 ευρώ ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημέρες 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 


Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενω¬ 
ση (Γ ΚΠΣ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 
25%. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, 
διατίθενται από την ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ, Ταχ. Δ/νση: 
Ερμού 16, Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 
και την 23η Νοεμβρίου 2006, Πληροφορίες: Κ. Γιαννα- 
κόπουλο, στα τηλέφωνα 210 3224683 
Τα τεύχη δημοπράτησης και συμπληρωματικά έγγρα¬ 
φα μπορούν να ανακτηθούν από την διεύθυνση (ϋΒΕ): 
\Λ/νννν.γρθρίΐΊ.9Γ/θΙ.Θθ.θ3ΐθ9θΓγ6082.ΐΊΐπι 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί προς 
δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 17.10.2006. 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθυντής 
Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Αριθμ. 21629 

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 
«ΖΩΦΟΡΟΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ, ΜΕΤΑΝΑ¬ 
ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ» 

Στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 - 2006 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Υποστήριξη και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού. 

Μέτρο 5.2: Τοπικές πρωτοβουλίες προώθησης της 
απασχόλησης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαί¬ 
τερα προβλήματα ανεργίας. 

Ο Δήμος Καλαμάτας ως τελικός δικαιούχος κατά 
την έννοια της παραγράφου στ» του άρθρου 1 του Ν. 
2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α714.11.2000), ενεργώντας ως ανα- 
θέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη 
συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης - εκμάθηση 
ελληνικής γλώσσας για ανέργους παλιννοστούντες, με¬ 
τανάστες και πρόσφυγες, σε φορείς που ανταποκρίνο- 
νται στις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 110125/21.1.2004 ΚΥΑ 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στα 
πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης 
Καλαμάτας «Ζωφόρος» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Πελοποννήσου του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 5 
«Υποστήριξη και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
και στο Μέτρο 5.2 «Τοπικές Πρωτοβουλίες προώθησης 
της Απασχόλησης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδι¬ 
αίτερα προβλήματα ανεργίας». 

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (55.350,00 €). Το έργο χρηματοδοτείται 
κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι πιστώσεις για την 
υλοποίηση της δράσης έχουν εγγράφει στη ΣΑΕΠ 0263 
με κωδικό έργου 2005ΕΠ02630143, με ημερομηνία εγ¬ 
γραφής 16.9.2005 με συνολικό προϋπολογισμό 73.800,00 
€ και πίστωση έτους 2006 ποσού ύψους 73.800,00 €. Η 
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλ- 
λάσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της πε¬ 
ρίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 
ν.2859/2000. 

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι η 
υλοποίηση ενός (1) προγράμματος προκατάρτισης για 
την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε ανέργους παλιννο- 
στούντες, μετανάστες και πρόσφυγες, σε εκπαιδευτικά 
αντικείμενα που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Επιχει¬ 
ρησιακό Σχέδιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης 
Καλαμάτας «Ζωφόρος». 

Τα στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος προκα¬ 
τάρτισης είναι τα εξής: 

Α/Α 1 

Νομός: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΟΤΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΠΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.350,00 € 

Αριθμός Ατόμων: 15 κάτοικοι περιοχής παρέμβασης 
Κατηγορία Καταρτιζομένων: Ανεργοι Παλιννοστού- 
ντες, Μετανάστες, 

Πρόσφυγες. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζομένων: Στοιχειώδες 
Αριθμός Ωρών: 300 

Η δράση θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές στο 
Δήμο Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/21.5.2005), απόφα¬ 
ση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ¬ 
στασίας και Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζει το 
«Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα¬ 
τάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 6 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. 
Οι υποψήφιοι για την παροχή υπηρεσιών φορείς θα 
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των 
ζητούμενων υπηρεσιών. Δε θα γίνουν δεκτές εναλλα¬ 
κτικές προσφορές. Χρόνος ισχύος της προσφοράς θα 
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη 
της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Καλαμάτας 
(Αριστομένους 28,241 00, Καλαμάτα), μέχρι την Πέμπτη 
23.11.2006 και ώρα 12.30 μ.μ. Η προσφορά μπορεί να 
υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση 
ως συστημένη. Οσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα 
παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως 
άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
τους. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 του αναλυτικού 
τεύχους προκήρυξης. Η χρηματοοικονομική ικανότητα 
των συμμετεχόντων θα αποδεικνύεται από τους ισο¬ 
λογισμούς των τριών τελευταίων ετών λειτουργίας 
του Κ.Ε.Κ εφόσον υπάρχουν, ή σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα της τρέχουσας 
χρήσης ή ένορκη δήλωση του φορέα. Για τη συμμετο¬ 
χή στο Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων που 


λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου συνοδευόμενης από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, ύψους 5% (ήτοι 2.767,50 €) του προϋ¬ 
πολογισμού του προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή 
πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή 
(Δήμος Καλαμάτας). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επι¬ 
τροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης (Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης) του Διαγωνισμού την Πέμπτη 23/11/2006 
και ώρα 5.00 μ.μ. στον Δήμο Καλαμάτας, παρουσία των 
νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδοχών που 
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώ¬ 
πων τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
μόνο των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς επί¬ 
σης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 

Ο επιλεγείς υποψήφιος υποχρεούται να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από της κοινοποιήσεως σε αυτόν του αποτελέ¬ 
σματος. Ο Δήμος Καλαμάτας δικαιούται να ακυρώσει το 
διαγωνισμό, εφ’ όσον το όργανο διοίκησης εκτιμά ότι 
δεν έχουν κατατεθεί συμφέρουσες προσφορές. 

Η παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες και θα αποτελέ- 
σει το αντικείμενο σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Καλαμάτας, Αριστομέ- 
νους 28,241 00, Καλαμάτα, Πληροφορίες: Τριανταφυλλί- 
δη Βασιλική και Κασσάς Παύλος, τηλ: 27210 92444, ΕΑΧ: 
27210 60760, θ - πιαίΙ: 95Χθ5θθ@3οη.9Γ). Η προθεσμία 
για την λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι 
έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύ¬ 
τως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των 
τευχών του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο του Έργου. 

Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών 
Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) προκηρύσσει Διεθνή 
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτή δημοπρασία) 
μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και 
των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. (Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου) και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αυτό για την ανάδειξη 
μειοδότη - αναδόχου της εργολαβίας: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚ¬ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ» προ- 
εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 5.555.000,00 €, 
με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για πλήρως 
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περαιωμένη εργασία. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου κατά 75% Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους. 

2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει στις 12.12.2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που 
θα συστήσει με απόφαση του το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, 
στα Γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Β. Σοφίας 120, Τηλ. 210 
- 7750 240 - 3, ίοχ: 210 - 7799 944. 

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρο¬ 
μικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων με απόδειξη 
στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΟΜ με ευθύνη του προ- 
σφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο 
άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον 
εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο 
της ΔΕΠΑΝΟΜ όχι αργότερα από την καθορισμένη ώρα 
της ημέρας του διαγωνισμού. 

3. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τέταρτης (4 πς ) ή πέμπτης (5 ης ) τάξης, σε οικοδο¬ 
μικά και Η/Μ έργα, ή Κοινοπραξίες αυτών, με αποδεδειγ¬ 
μένη εμπειρία σε οικοδομικά και Η/Μ έργα, ανάλογη με 
το δημοπρατούμενο, σε Υγειονομικές Μονάδες. 

Β. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και 
των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. (Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου). 

α) όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχες του Ελ¬ 
ληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, με αυτές που ζητούνται στο 
άρθρο 3.Α. 

β) όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο, ή κοινοπραξίες τέτοιων επιχειρήσεων. 
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να έχουν αποδεδειγ¬ 
μένη εμπειρία σε οικοδομικά και Η/Μ έργα αναλόγου 
επιπέδου, μεγέθους και σημασίας με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ επιχειρήσεων των κατηγοριών 
Α & Β που προαναφέρθηκαν και έχουν δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής από τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεντρώνουν 
τα προσόντα που ορίζει η Διακήρυξη, υπό τον όρο ότι 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσο¬ 
στό συμμετοχής όχι μικρότερο του 25%. 

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε Κοινοπραξία 
είναι αποκλειστική και καθιστά ανεπίτρεπτη την συμ¬ 
μετοχή μίας Επιχείρησης, σε άλλη κοινοπραξία συμμε- 
τέχουσα στον ίδιο διαγωνισμό. 

Δ. Η απαιτούμενη εμπειρία στα οικοδομικά - Η/Μ έργα 
λαμβάνεται υπόψη μόνο αν πραγματικά προέρχεται 
από την εκτέλεση αναλόγου έργου, κατά την τελευ¬ 
ταία οκταετία, σε Υγειονομικές Μονάδες. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας η απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να καλύ¬ 
πτεται από ένα εκ των μελών της. 

4. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 280 ημέρες 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 


6. Τα στοιχεία του Διαγωνισμού, διατίθενται από τη 
ΔΕΠΑΝΟΜ και παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερό¬ 
μενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την κα¬ 
ταβολή: Τριάντα (30 €) ευρώ, για τα τεύχη Διακήρυξη 
- Πρόσκληση, Σχέδιο Σύμβασης, Συγγραφή Υποχρεώσε¬ 
ων και οκτακόσιων (800 €) ευρώ για τη μελέτη δημο- 
πράτησης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής στο Ταμείο 
της ΔΕΠΑΝΟΜ. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα περί εξ 
αποστάσεως λήψεως (ταχυδρομικά ή ταχυμεταφορικά) 
των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού με ευθύνη 
και επιμέλεια του ενδιαφερομένου. 

Το σύνολο των συμβατικών τευχών παραλαμβάνεται 
μέχρι και την 6.12.2006. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής 
Επιστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΕΠΑΝΟΜ και 
για ποσό ίσο με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 98.320,00 ευρώ από Ελ¬ 
ληνική Τράπεζα, ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΧ και χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Π.Ο.Ε. συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση. 

8. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ισόποσης με το 
10% του ποσού της προσφοράς του προσαυξημένου 
κατά ποσοστό 10% για τυχόν νέες εργασίες εάν η τεκ¬ 
μαρτή έκπτωση είναι μέχρι 20% της προεκτιμώμενης 
δαπάνης του έργου. Για τεκμαρτή έκπτωση μεγαλύτερη 
του 20%, το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής θα 
είναι 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

9. Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα της ΕΈ. και στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσε- 
ως στις 17.10.2006. 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(5) 

Β' Δ.Υ.Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 44 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ύστερα από την αριθμ. 
17/13.9.2006 (Θέμα 82°) απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για 
την προμήθεια συστημάτων τηλεϊατρικής 

Α) τεσσάρων (4) με λεπτομερής ανάλυση (για χει¬ 
ρουργείο, ΤΕΠ του Νοσοκομείου και στα κέντρα υγείας 
Έμπωνας και Αρχαγγέλου) 

Β) πέντε (5) με τη βασική υποδομή για άλλες περιοχές 
ευθύνης του Νοσοκομείου και 

Γ) ένα (1) νίάοο ρΐΌ]βοΐοι· και οθόνη στο χειρουργείο. 

για τις ανάγκες του Ιδρύματος, με κριτήριο την συμ- 
φερότερη προσφορά, προϋπολογισμού 64.314,16 € πλέον 
του ΦΠΑ 13% (για Δωδεκάνησο) και θα καλυφθεί από 
την υπογραφείσα Σύμβαση χρηματοδότησης Κ3104.001/ 
31.8.2006/ΥΔ ΠΚΠ ΙΝΤΕΒΒΕΘ που συγχρηματοδοτείται 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από τους Εθνικούς πό- 
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ρους στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Δράσεις 
για την προστασία της Υγείας με σκοπό την ενίσχυση 
της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα παροχής 
υπηρεσιών που αφορούν το τοπικό πληθυσμό με σκο¬ 
πό την δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών που θα 
επιτρέψουν την αντιμετώπιση, σε τοπικό επίπεδο, υγει¬ 
ονομικών ζητημάτων χωρίς την ανάγκη μετακίνησης 
πληθυσμού προς τα μητροπολιτικά κέντρα» του Μέ¬ 
τρου 3.1 του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ΙΝΤΕΒΒΕΟ ΙΝΑ/ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2000 - 2006 με υπ’ 
αριθμ. εγκρίσεως 301839/ΥΔ4957/14.6.2006 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2006, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα, στις 12.00, ενώπιον αρμοδίας επιτροπής 
ενώ οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα στις 12.00. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης 
στον ελληνικό τύπο την 18 η Οκτωβρίου 2006. 

Πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται θα δίδονται 
από το λογιστήριο του Νοσοκομείου (τηλ. 22410 80162 
- 3 και ί&χ: 22410 80026) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η διακήρυξη θα διατίθενται από το Λογιστήριο έναντι 
απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα 
στέλνονται ταχυδρομικά), με την καταβολή του ποσού 
20,00 €. 

Ρόδος, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας που εδρεύει στην Στυ- 
λίδα, προκηρύσσει τακτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό, επί των 
τελών και των τιμολογίων παροχής ευκολιών υποδοχής 
καταλοίπων, στο Λ.Τ. Φθ/δας για την ανάδειξη ανα- 
δόχου, παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων, που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του 
Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας. 

Η παροχή των Υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων θα εκτελεστοί σύμφωνα με τους όρους και 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμόν 1515/13.10.2006 διακή¬ 
ρυξης και σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧφΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» του Λιμενικού Τα¬ 
μείου Φθ/δας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας στην Στυλίδα (Πλατεία 
Σκουμπουρδή) ενώπιον πενταμελούς επιτροπής την 21 η 
Νοεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σύμ¬ 
φωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών που είναι κατατιθέμενη 
στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι να ζητούν από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου 
Φθ/δας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέ¬ 
φωνα 22380 - 22360 και 22181. 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘ. ΓΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 


(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 4798 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελ¬ 
τίωση οδικής σύνδεσης οικισμού Σινομαρίας, Λίρζας 
Χουλιαρέϊκων Δήμου Αγνάντων με το επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Ν. Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 160.013,76 € (δαπάνη 
εργασιών ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας οδός 
Μαξίμου Γραικού 20 στην Αρτα, μέχρι 2.11.2006. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 27332 - 27750, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 26810 21351, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7.11.2006 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.200,27 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας (2 η ΝΕ ΝΑ Αρτας). 

Αρτα, 17 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

Αντινομάρχης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

Αριθμ. 8973 

Ο Δήμαρχος Ινάχου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δι¬ 
αγωνισμό (επαναδημοπράτηση), με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση ύδρευ¬ 
σης οικισμού Αγραπιδόκαμπου Δ.Δ. Χαλκιοπούλων», με 
το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), 
προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 66.127,83 € και συνολικού προϋπολογισμού (με 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 80.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28.11.2006, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ινάχου του Ν. Αιτωλ/νίας 
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ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
(και ώρα 10.00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊστάμενη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ, με υπάρχουσα πίστωση για το 
έτος 2006, 80.000,00 € 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγκεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 Τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 Τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.323,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μή¬ 
νες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Ινάχου και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας 
(τηλ. 26310 55433, Πληροφ. Κ. Παληγεώργος) τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσής Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου 
και Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 (τηλ.: 26310 55433, 
Εαχ: 28310 55425), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 
(και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της 
ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης), 
έναντι ποσού 15,00 €. 

Ν. Χαλκιόπουλο, 13 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Αριθμ. 55/2006 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων προκηρύσσει ότι στις 
7 Νοεμβρίου 2006 (7.11.2006) ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 
της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί 
ανοιχτός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και το άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985, σε σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της 
Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση και 
αντικατάσταση δικτύου οδικού φωτισμού και φωτισμού 
πλατειών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του ν. 


2229/1994, του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈρ- 
γων», του π.δ. 171/1987, του ν. 2576/1998 κ.λπ., προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 86.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 19% [κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 72.268,91 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)], 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 55/2006 εγκεκριμένη με¬ 
λέτη (409/31.8.2006 απόφαση Δ.Σ.) που έγινε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
οδός I. Μέρλα και Λ. Δημοκρατίας την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το απο¬ 
τέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρ¬ 
χιακή Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους 
του Δήμου και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 έως και 2 η τάξη 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά. Για τη συμ¬ 
μετοχή στην δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.446 ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, η 
οποία θα παρέχεται προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων και 
θα ισχύει το λιγότερο διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημέρα που θα κατατεθεί η προσφορά. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη της δημοπρασί¬ 
ας, η οποία έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ, είναι διαθέσιμα 
μέχρι και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006, στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 2615000). 

Άγιοι Ανάργυροι, 10 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Αριθμ. 58/2006 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων προκηρύσσει ότι στις 
14 Νοεμβρίου 2006 (14.11.2006) ημέρα Τρίτη και ώρα 
λήξης της παραλαβής των προσφορών 10.00 π.μ. θα 
διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και το άρθρο 
6 του π.δ. 609/1985, σε σφραγισμένο και αριθμημένο 
έντυπο της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός και συντήρηση αποχετευτικού συστήμα¬ 
τος όμβριων υδάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», του ν.2229/1994, του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή 
Δημοσίων'Εργων», του π.δ. 171/1987, του ν.2576/1998 κ.λπ., 
προϋπολογισμού δαπάνης 50,000 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 19% [κατηγορία υδραυλικά με 
προϋπολογισμό 42.016.81 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΟΕ και απρόβλεπτα)], σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
58/2006 εγκεκριμένη μελέτη (449/6.9.2006 απόφαση Δ.Σ.) 
που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
οδός I. Μέρλα και Λ. Δημοκρατίας την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το απο¬ 
τέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρ¬ 
χιακή Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους 
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του Δήμου και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 έως και 1 η τάξη 
για έργα κατηγορίας υδραυλικά. Για τη συμμετοχή στην 
δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής συνολικού 
ποσού 840 ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, η οποία 
θα παρέχεται προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων και θα 
ισχύει το λιγότερο διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημέρα που θα κατατεθεί η προσφορά. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη της δημοπρασίας, 
η οποία έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ, είναι διαθέσιμα 
μέχρι και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2006, στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας ταυ Δήμου καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 2615000). 

Αγιοι Ανάργυροι, 10 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 

Αριθμ. 822 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης προ¬ 
κηρύσσουν τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενσφράγι¬ 
στων προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτών μέσων 
προστασίας του προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών (γάλα - σαπούνι) για το έτος 2006 και 2007 
προϋπολογισμού 38.410.44 € , συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται 15 η Νοεμβρίου 
2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στα 
γραφεία του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ, Αλεξάνδρας 39,17235, Δάφνη, 1 ος όροφος, 
σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου ο διαγωνισμός θα 
επαναληφθεί την 6 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα 
την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του 
περιεχομένου και των όρων της Διακήρυξης από το 
γραφείο του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ στην οδό Αλεξάνδρας 39 Δάφνη κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 210 
9700778. 

Δάφνη, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 1.11.2006 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.30 -10.15 ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου Αθηναί¬ 
ων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί επαναληπτικός 
πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 
1.050 τεμ. πλαστικών φαρασιών από πολυεθυλένιο, προ¬ 


ϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ανέρχεται στο ποσόν των χίλιων (1.000,00 €). 

Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται στην προσφορά, 
σε καμμία όμως περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις εξή¬ 
ντα (60) ημερολιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητουμένων ειδών που μπορούν να αποδείξουν την 
εγγραφή τους σε Εμπορικό ή Επαγγελματικό Μητρώο 
κατά τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι 
(άρθρο 7 παρ. 1 της 11389/93 υπουργικής απόφασης), 
προσκομίζοντας ακόμη τα στο άρθρο 5 των όρων Δια¬ 
κήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου - Τμ. Μελετών και 
Προγρ/σμού, Ιερά οδός 151, τηλ. 210 - 34.70.643 κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα (7:30 π.μ. -13:30 μ.μ.). 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθμ. 117 

Από τη Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ανακοινώνεται η διενέργεια των παρακάτω 
διαγωνισμών: 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Προμήθεια: 1.500 τεμάχια συσσωρευτών (μπαταρίες), 
για τις ανάγκες της ΕΘΕΛ ΑΕ, με αριθμό Διακήρυξης 
117/06, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικής αξίας 150.000,00 ευρώ και ημερομηνία κατά¬ 
θεσης προσφορών τη Δευτέρα 11.12.06 μέχρι 10.30 στο 
Ισόγειο του Υπ. Ανάπτυξης Γ. Γ. Εμπορίου, Κάνιγγος 20, 
Τηλ. 210 3842507 

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει διαγωνι¬ 
σμό Ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) ΣΥ¬ 
ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (Μυΐ_ΤΙ3Ι_ΙΟΕ 
ΜΕΙΕΤΙ - ΩΕΤΕΟΤΟΒ) για το Α' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (4300) 
(Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 
Αγιος Σάββας»). 

Η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νο¬ 
σοκομείου. 

- Τρόπος πληρωμής κ.λπ. στοιχεία αυτής καθορίζονται 
στη Δ/ξη 118/06 

- Χρόνος παράδοσης: εντός εκατόν είκοσι (120) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 

- Τόπος παράδοσης: το Αντικαρκινικό - Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας». 

- Προϋπολογισμός 1.600.000,00 ευρώ 

- Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό να κατατεθεί 
από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμε¬ 
τοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής, 
ανά είδος, προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

- Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης. 

- Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες. 
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- Εναλλακτικές προσφορές: ΝΑΙ 

- Γλώσσα: Ελληνική. 

- Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 11.12.2006 ημέρα Δευτέρα έως 10.30 στο ισόγειο 
Κάνιγγος 20, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου. 

Τηλ. 3840587 

Αποστολή των περιλήψεων των Δ/ξεων 117/06 και 
118/06 στην Ε.Ε. την 16.10.2006. 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Δ/σμού 
της Δ/ξης 262/01 

Ανακοινώνεται ότι ο ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ 
ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, με αριθμ. Δ/ξης 262/01, για την προμήθεια 
13 Συγκροτημάτων Τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 
για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ, προϋπολογισθείσης δαπάνης 
293.470,29 ευρώ 

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ 

Σύμφωνα με την αριθμ. 4392/11.10.06 απόφασή μας η 
οποία επισυνάπτεται, ύστερα από αίτημα του φορέα. 
Τηλ. 3846039 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Ανακοίνωσης της Δ/ξης 262/01 
την 16.10.2006 

Οι Αν/σεις και οι Δ/ξεις με τις τροποποιήσεις τους, 
διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο από 9.00 έως 
14.00. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Η Τμηματάρχης 

ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθμ. 118 

Από τη Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ανακοινώνεται η διενέργεια των παρακάτω 
διαγωνισμών: 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Προμήθεια: 350 διάφορα ελαστικά επίσωτρα, για 
τις ανάγκες της Υ.Π.Α., με αριθμό Διακήρυξης 119/06, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής 
αξίας 165.000,00 ευρώ και ημερομηνία κατάθεσης προ¬ 
σφορών την Τρίτη 12.12.2006 μέχρι 10.30 στο Ισόγειο 
του Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εμπορίου, Κάνιγγος 20. Τηλ. 
210 3842507 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Δ/ξης 119/06 την 17.10.2006 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού 
με τροποποίηση όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 
Δ/ξης 226/04 για το Α.Π.Σ. 

Αναφερόμενοι στον ανοικτό διαγωνισμό της Δ/ξης 
226/04, ο οποίος είχε προσδιορισθεί να διενεργηθεί 
την 30.9.2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ, βά¬ 
σει των όρων της ως άνω Δ/ξης και της επ’ αυτής Δ2 
-1997/5.7.2005 ανακοινώσεως, για την προμήθεια τριών 
(3) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, για τις ανάγκες του Α.Π.Σ., 
προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.564.932,00 ευρώ και 
αναβλήθηκε η διενέργειά του με την Δ2 - 2905/21.9.2005 
απόφαση και την επ’ αυτής Δ2 - 2926/22.9.2006 ανακοί¬ 
νωση που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Δη¬ 


μοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
στον Ελληνικό τύπο και την Εφημερίδα της Ε.Ε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Σε συνέχεια της Δ2 - 2529/16.10.06 απόφασης, ότι ο 
ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ξης 226/04 θα διενεργηθεί 
ύστερα από κανονική προθεσμία εβδομήντα (70) ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της 
παρούσας ανακοίνωσης στο τεύχος Δ/ξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον 
Ελληνικό τύπο και την Εφημερίδα της Ε.Ε., ήτοι: 

Την 3.1.2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στο 
ισόγειο (αίθουσα κατάθεσης και αποσφράγισης προ¬ 
σφορών) του Υπ. Ανάπτυξης, Γεν. Γραμ. Εμπορίου και 
Καταναλωτή, οδός Κάνιγγος 20, με βάση τις τροπο¬ 
ποιήσεις και συμπληρώσεις επί των όρων της Δ/ξης 
226/04, ως αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο 
Παράρτημα (σελ. 11). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι όπως καθο¬ 
ρίζονται από την Δ/ξη 226/04 ενώ οι τεχνικές προδια¬ 
γραφές της Δ/ξης (σελ. 20 έως και 99) αντικαθίστανται 
από τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές των 
τριών (3) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ της Δ/ξης 226/04 
όπως αυτές επισυνάπτονται στο με αριθμό 658/25.9.2006 
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Διεύθυνσης (σελ. 
83). Τηλ. 3836192 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Ανακ/σης της Δ/ξης 226/04 
την 17.10.2006 

Οι Διακ/ξεις και οι Ανακοινώσεις με τις τροποποιήσεις 
τους διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο από 9.00 
έως 14.00. 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 

Η Τμηματάρχης 
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 86 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εκτύπωση και βιβλιοδεσία των διδακτικών βιβλίων του 
ΟΕΔΒ για το σχολικό έτος 2007 - 2008. 

2. ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΟΕΔΒ, Μητροπόλεως 26 - 28 

Τ.Κ. 10563 Αθήνα, 6°< όροφος, τηλ. 210 - 3242813, ΡΑΧ 
210 - 3226224 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

8.602.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κλειστός διαγωνισμός για την επιλογή αναδοχών για 
την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των διδακτικών βιβλίων 
του σχολικού έτους 2007 - 2008. Διαδικασίες με σύ¬ 
ντμηση προθεσμιών λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού 
νέων βιβλίων που παράγονται δεύτερη φορά φέτος για 
την υποχρεωτική εκπαίδευση και του αναγκαίου χρόνου 
που πρέπει - δεδομένων των νόμιμων προθεσμιών που 
προβλέπονται για τους σχετικούς διαγωνισμούς - να 
διασφαλιστεί, ώστε να γίνει εφικτή η έγκαιρη παραγωγή 
και διανομή των βιβλίων για την απρόσκοπτη έναρξη 
των μαθημάτων. Για την καλύτερη οργάνωση του, το 
σύνολο του έργου διαιρείται σε 64 τμήματα ως εξής: 

• 54 τμήματα με τετράχρωμα βιβλία. Κάθε τέτοιο 
τμήμα έχει 6-9 βιβλία, συνολικό αριθμό αντιτύπων 
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μέχρι 900.000 και φύλλων μέχρι 6.000.000. Ο προϋ¬ 
πολογισμός κάθε τμήματος είναι 143.000,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

• 10 τμήματα με μονόχρωμα ή δίχρωμα βιβλία. Κάθε 
τέτοιο τμήμα έχει 11 -13 βιβλία, συνολικό αριθμό αντι¬ 
τύπων μέχρι 650.000 και φύλλων μέχρι 3.000.000. Ο 
προϋπολογισμός κάθε τμήματος είναι 51.000,00 € χωρίς 
ΦΠΑ και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οπως στο σημείο 2. 

7. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6.11.2006 ώρα 11.00 π.μ. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις πα- 
ρεχόντων υπηρεσίες που διαθέτουν κατάλληλες και 
οργανωμένες τυπογραφικές και βιβλιοδετικές εγκατα¬ 
στάσεις, οι οποίες βρίσκονται στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμ¬ 
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ), ή 
στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΘΡΑ) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139/27.6.1997, 5147) 

- υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται απο την Σ.Δ.Σ. 

- ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ε.Ε., ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
με την νομοθεσία κράτους - μέλους που έχει υπογράψει 
την Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος 

- μέλος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. 
ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν γίνονται δεκτές. 

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία πρό¬ 
σκλησης. 

12. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ- 
ροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α) Οι ανάδοχοι εκτυπωτές λαμβάνουν: 

• Το χαρτί εσωφύλλων και το χαρτί εξώφυλλων των 
βιβλίων από τις αποθήκες του ΟΕΔΒ. 

• Τα χρωμοφάν των βιβλίων από την αρμόδια υπη¬ 
ρεσία του ΟΕΔΒ. 

Ρ) Η παράδοση των βιβλίων γίνεται τμηματικά βάσει 
χρονοδιαγράμματος στις αποθήκες του ΟΕΔΒ μέσα 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

14. ΕΛΕΓΧΟΣ 

Επιτροπή παρακολούθησης του ΟΕΔΒ δύναται να 
ελέγχει την πρόοδο και την ποιότητα των εργασιών 
των αναδοχών. Τα έξοδα για ελέγχους σε εγκαταστά¬ 


σεις που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 
χιλιομέτρων από την έδρα του ΟΕΔΒ βαρύνουν τους 
αναδόχους. Τα έξοδα αυτά δεν είναι δυνατόν σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνουν συνολικά για κάθε τμήμα 
του διαγωνισμού τα 2.200 € για το εξωτερικό και τα 
1.100 € για την Ελλάδα. 

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
κλειστής διαδικασίας πρέπει να υποβάλλουν δακτυλο¬ 
γραφημένη αίτηση συμμετοχής με αντίγραφο. Η αίτηση 
πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία, έδρα, τα¬ 
χυδρομική διεύθυνση, ίαχ και τηλέφωνο του αιτούντος 
και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 24 
έως 27 του π.δ. 346/1998 και των άρθρων 6 και 8 (πα¬ 
ράγραφοι 1,2) του π.δ. 394/1996 ή όπως τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με την αριθμ. 18/2004 οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004. 

Τα πλήρη δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν 
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τις αιτήσεις συμ¬ 
μετοχής διατίθενται από την Υπηρεσία Εκδόσεων τηλ. 
210 - 3242813 - 9. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση 
δημιουργεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνι¬ 
σμό. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώ¬ 
σεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίω¬ 
ση του συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε χώρα που 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται να αντικα- 
τασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που 
έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής πρέ¬ 
πει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη 
μετάφραση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5297 

1. Η Δ.Τ.Υ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκα- 
νήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου «Αποκατάσταση βατήρα κολύμβησης» 
με προϋπολογισμό 165.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 141.690,94 € (συμπε¬ 
ριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Πλα¬ 
τεία Ελευθερίας, μέχρι τις 2.11.2006 ημέρα Πέμπτη. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410 - 46580, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22410 - 46581, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Μιχάλης Περνάρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7.11.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι «προσφορά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
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του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρά λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προα- 
ναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερο¬ 
μηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστάμενη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις Α2, 
1 η ανεξαρτήτως νομού και στην 2 η τάξη με έδρα εντός 
Νομού, για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.835,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημερολογιακών ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δωδεκανήσου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας έχει εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Εκτέλεσης Έργων Δωδεκανήσου. 

Ρόδος, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

(17) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθ. 49147 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/96) «περί 
προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων και του ν. 370/1995 προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο: 

προκηρύσσει 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές την 2.11.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 π.μ., για την ανάδειξη εργολάβου δημοσιεύσεων 
του Νοσοκομείου, για ένα έτος, πιθανής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 32.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 19%. 

Η τιμή θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί του τιμο¬ 
λογίου που ισχύει για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου 
και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη σχετική υπουργική 
απόφαση. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας (Νο 90/06) βα¬ 
ρύνουν το Νοσοκομείο. 


Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210 - 49.18.244. 

Νίκαια, 6 Οκτωβρίου 2006 

Η Αναπληρώτρια Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 
-♦- 

(18) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθ. Δ2/11067 

Ανακοινώνουμε ότι η Δ.Υ.ΠΕ. Στερεός Ελλάδας διενερ¬ 
γεί τακτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (ανοικτό) 
για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια - Αναλώ¬ 
σιμα Βιοχημικών Αναλυτών» για τις ανάγκες των Νοσο¬ 
κομείων ευθύνης της Υ.ΠΕ. Στερεός Ελλάδας. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 
Τετάρτη 13.12.2006 και ώρα 9:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 12.12.2006 
και ώρα 15.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 
τη Δ.Υ.ΠΕ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ όπου θα κατατίθενται 
και οι προσφορές. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο π.δ. 394/1996 και θα 
είναι σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 2.577.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλ. 22210 - 60465. 

Αξία τεύχους διακήρυξης: 20,00 €. 

Λαμία, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει Δια¬ 
γωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάθεση της 
μελέτης: 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: 1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥ¬ 
ΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 9 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 18 ου Ν/Γ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 2) 42° ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
8 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 38° ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 
4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ Δ.Σ. ΑΡΜΑΤΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ» 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 79.831,93 €. 

Φ.Π.Α.: 15.168,07 € 

Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 95.000,00 € 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 22.11.2006 και ώρα 10:00 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στο πρωτόκολλο) 
μπροστά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, 
στα Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου αρ. 30, 
τηλ. 210 - 5243411. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μελετητές ή Εταιρείες μελετών, εγγεγραμμένες στο 
μητρώο μελετητών που κατέχουν πτυχίο στην τάξη Γ 
της κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. 

Γίνονται επίσης δεκτές Κοινοπραξίες ή Συμπρά¬ 
ξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν.3316/2005. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 (Διαδικασίες ανά- 
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θέσης μελετών) και 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή 
άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) του 
ν.3316/2005. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

• Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
7 παρ 2ιβ, ν. 3316/2005) εγγύηση συμμετοχής, δηλαδή 
το 2% της προεκτιμώμενης αμοιβή μελέτης. Η εγγύηση 
συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά τις παρ. 
2 και 4 του άρθρου 24, του ν. 3316/2005. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από το φάκελο του έργου και να παραλάβουν αυτοπρο¬ 
σώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, τεύχη της μελέτης 
του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και υποβολή 
της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι 
και έξη (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, από 09:00 μέχρι 
13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και 
Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώροφος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Α.Π.Χ. - ΓΥ¬ 
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 9° ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ + ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.743.350,00 €. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
1.106.370,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 288.800,00 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμή- 
μα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, ημιώροφος) 
κατά τις ώρες 9.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι 
την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
τριάντα (30) €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 5272207 - 209, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210 - 5242283, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Ζωή Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 
2006 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου αρ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρο 9 
π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης, για το μέρος των εργασιών που 


αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2-3 στην 
κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις Α2 - 1 - 2 στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.903 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Η σύμβαση υπάγεται στις διαδικασίες ελέγχου και 
συνεπειών ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύ¬ 
σεων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 21 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗ¬ 
ΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του έργου «ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΤΟΥ ΠΕΠ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 
μελέτης με ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 1.430.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 764.452,99 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 413.925,25 €, (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από τα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμή¬ 
μα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, ημιώροφος) 
κατά τις ώρες 9.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι 
την προηγούμενη Πέμπτη. Γ ια την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) €. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 210 5272207 - 209, ΕΑΧ επικοινωνίας 210 
- 5242283, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωή 
Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 
2006 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου αρ. 30. 
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Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρο 9 
π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης, για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2-3 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις 1 - 2 στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 23.568 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσοστό 75% και 
με ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους. Το πρόγραμμα 
είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με κωδικό ΜΙ3 
92205 και έχει εγγράφει στη ΣΑΕΠ 022. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Η σύμβαση υπάγεται στις διαδικασίες ελέγχου και 
συνεπειών ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύ¬ 
σεων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» 
(Με τη μέθοδο της προκατασκευής), με συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 738.990,00 €. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 538.181,00 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 73.600,00 €, (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τ μή- 
μα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, ημιώροφος) 
κατά τις ώρες 9.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι 
την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Γ ια την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
τριάντα (30) €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 


κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 5272207 - 209, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210 - 5242283, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Ζωή Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 
2006 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου αρ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρο 9 
π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης, για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1-2-3 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις Α1 - Α2 -1 
στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.236 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

Αριθμ. 8912 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέ¬ 
κταση δημοτικού φωτισμού στο Δ.Δ Γιαννιτσοχωρίου 
(περιοχή Αλτανέϊκα)», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 
12.000,00 € από πιστώσεις «Δημοτικά έσοδα». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ 
& απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά προυπ/σμού 
9.985,03 € 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985) 

Η δημοπρασία θα γίνει την 14.11.2006, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
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Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω 
για έργα ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και εμπειροτέχνες 
γραμμένοι στα Νομ. Μητρώα για αντίστοιχα έργα. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 200,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τρεις (3) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26250 
36221, αρμόδιος Αρτουμάς Μιλτιάδης) και της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

Ζαχάρω, 17 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 

ΘΒ - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κρι¬ 
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για το έργο «Ανάπτυξη οη Ιίπ© υπη- 
ρεσκόν για τις Διευθύνσεις των Νομαργιακών Αυτοδι¬ 
οικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

1. Αναθέτουσα αρχή 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ), Θεοφι- 
λοπούλου 18 και Μεναίχμου - Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 43, 
Τηλέφωνο: 00 30 210 9288700, Εαχ: 00 30 210 9213200, 
Ε - πιαίΙ: ίηίο@Ι<Ιρ3θ.9ΐ' 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη εγκατάστα¬ 
ση και παραγωγική λειτουργία ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει επιχειρησιακά 
τις υπηρεσίες των Διευθύνσεων με αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως αναλυτικά αναφέ- 
ρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Είδος Σύμβασης Υπηρεσιών (κατηγορία υπηρεσίας): 
07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσί¬ 
ες». Ταξινόμηση κατά ΟΡλ/: 72.00.00.00 - 5 «Υπηρεσίες 
Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Αλλη σχετική 
ονοματολογία: ΟΡΟ 84 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδο¬ 
μήντα πέντε χιλιάδων, εκατό ευρώ (€ 1.575.100,00), συ¬ 


μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 1.323.613,45 ΦΠΑ: € 251.486,55. 

3. Τόπος Παροχής των υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να πα- 
ραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμε¬ 
νου εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικά, σε χώρο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένος. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλι¬ 
σμού και του λογισμικού υποχρεούται: 

- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για 
την εγκατάσταση και καλή λειτουργία. 

- να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα 
για την ένταξη του νέου συστήματος στην υφιστάμενη 
υποδομή. 

Επιπλέον, καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά 
τη διάρκεια των δοκιμών ελέγχου, της πιλοτικής και 
παραγωγικής λειτουργίας στις Ν.Α. της χώρας όπως 
αυτές έχουν περιγράφει στις αντίστοιχες ενότητες της 
διακήρυξης. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφω¬ 
νίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 
139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους 
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συ¬ 
νάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών. 

τα οποία: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν. 3414/2005. 

5. Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για την εκπόνηση 
μέρους του έργου. 

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 

7. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
της παροχής των υπηρεσιών. 

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δέκα επτά (17) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του που αναλυτικά 
αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνι¬ 
σμού. 
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Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού από την έδρα της «Κοινωνία 
της Πληροφορίας ΑΕ», Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου 
- Νέος Κόσμος, ΤΚ117 43, Τηλέφωνο: 00 30 210 9288700, 
Εεχ: 00 30 210 9213200. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζη¬ 
τήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού 
έως την 14 η Νοεμβρίου 2006. 

Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος. 

9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της ΚτΠ ΑΕ, 
Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου - Νέος Κόσμος, ΤΚ 
117 43. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 8 η 
Δεκεμβρίρυ 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
στην έδρα της ΚτΠ ΑΕ στην Αθήνα, την ημέρα και ώρα 
που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, δηλαδή 8 η Δε¬ 
κεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσι¬ 
οδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα 

με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. 

13. Νομική μορφή Αναδόχου 

Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή συμπράξεις αυτού που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφω¬ 
νίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 
139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους 
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπο¬ 
γράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

τα οποία: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν. 3414/2005 

Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβλη- 
θεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 
Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί 


το έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι ανα¬ 
γκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

14. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση. 

Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε- 
τέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. 

16. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
25% από Εθνικούς Πόρους. 

18. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης. 

Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτι¬ 
κής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 17.10.2006. 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού παρελήφθη από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων στις 17.10.2006. 

21. Κάλυψη της σύμβασης από την Συμφωνία 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Διαχείρισης 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 11668 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεροποτάμου προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤ ΑΜΟΥ ΑΠΟ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟ (Β' ΦΑΣΗ)», με προϋπολογι¬ 
σμό 250.000,00 € 

Το έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 208.959,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2006 πριν τη δημο¬ 
πρασία. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 
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Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ. 28310 
22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ίαχ επικοι¬ 
νωνίας 28310 22864, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Σ. Καπετανάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Γεροποτάμου, στον οικισμό Πέραμα Μυλοποτάμου του 
Ν. Ρεθύμνης, την 7 του μήνα Νοεμβρίου 2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 
ημερομηνία η οποία θα ορισθεί με πράξη της Προϊστά¬ 
μενης Αρχής και σύμφωνα με το άρθρο 18 της αναλυ¬ 
τικής διακήρυξης. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.200,00€ που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Γ εροποτάμου και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική - Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου 2000 - 2006» με ποσοστό συγχρηματοδότη- 
σης 75% από το ΕΓΤΠΕ - Π και 25% από εθνική δαπάνη 
(Αριθμός ΟΠΣ 110161). 

Πέραμα, 16 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
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